Devi  % Cstimafif 


Projet  de  construction 


N° 

Designation 

U 

Quantite 

Prix  U 

PrixT 

1 

Fouilles  en  pleine  masse 

m3 

500 

10,000 

5 000,000 

2 

Beton  Arme  en  fonfation 

m3 

600 

306,000 

183  600,000 

3 

Beton  Arme  en  elevation 

m3 

1 500 

368,000 

552  000,000 

4 

Plancher  Traditionnelle  (16+5) 

m2 

1 000 

35,000 

35  000,000 

5 

Double  cloisons  de  0,35  m 

m2 

9 000 

29,000 

261  000,000 

6 

Cloisons  de  0,25  m 

m2 

7 000 

20,000 

140  000,000 

TOTAL  GENERAL  HTVA  1 176  600,000 

II  est  demande  de: 

1 de  completer  les  prix  unitaires  en  completant  le  SOUS  DETAIL  DES  PRIX 

2 deduire  le  montant  du  projet 

3 reecrire  le  Sous  detail  des  Prix  en  lignes  (ou  fiches)  ===>  SDP(2) 

4 deduire  le  tableau  des  ponderateurs 

5 en  ecrivant  un  planning  des  travaux 

* deduire  le  planning  de  main  d'oeuvre 

* deduire  le  planning  de  materiel 

* deduire  le  planning  de  materiaux 

* deduire  le  planning  financier 


1 


